ITEM 


1 


2 


3 


4 


BEA 


DETALLE DEL ESTUDIO EJECUTADAS AL 
PROPUESTA PUBLICA ID N* 


NOMBRE DEL ESTUDIO 
UBICACIÓN 
NOMBRE DE LA CONSULTORA 


PARTIDAS ABREVIADAS 


INFORME DE AVANCE N?1 
INFORME DE AVANCE N?2 
INFORME DE AVANCE N?3 
INFORME DE AVANCE N?*4 
INFORME FINAL 


TOTALES (EXENTO 1.V.A.) 


Marcos Albornoz Perez 
17.011.917-7 
Inspector Fiscal del Estudio 


PRESUPUESTO DETALLADO 


30-12-2019 Estado de Pago N? 1 
5420-6-LP19 Valor Estado de Pago 8.775.000 


Diseño e implementación de un programa sobre atención, prevención, protección y mitigación de riesgos de desastres 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 























PROAC SPA 
ESTUDIO CONTRATADO AVANCE ACUMULADO AVANCE Saldo 
Avance Programado Total con IVA En % Valor EPago Ant. Actual 

8.775.000 8.775.000 15% 8.775.000 8.775.000 49.725.000 

14.625.000 14.625.000 25% 0 0 0 

11.700.000 11.700.000 20% 0 0 0 0 

11.700.000 11.700.000 20% 0 0 0 0 

11.700.000 11.700.000 20% 0 0 0 0 

58.500.000 8.775.000 8.775.000 0 49.725.000 


Rodolfo Gonzalez Quihuata 
13.861.716-5 
Representante legal 


